सत्तर सावंगा बॅरेज (संग्रहाक), ता. मंगरूळपीर, जि.वाशिम 
या प्रकल्पाच्या रु.१७३.०९ कोटी इतक्या किंमतीस नव्याने 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/(२३३/२०१९)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-१२/०२/२०२४ 


पहावे:-मु.अ.(विप्र, अमरावती यांचे जा.क्र.जसंवि (विप्रो/तांशा-४/सुप्रमा/१६६०/२०१९ दिनांक ०२/०५/२०१९ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


सत्तर सावंगा बॅरेज (सं) हा विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातीळ वाशिम जिल्हयातील गोदावरी खोर्‍यातील पैनगंगा 
VIP मंगरुळपीर तालुक्यातील धामणी गावाजवळ अडाण नदीवर बांधण्यात येत आहे. सदर प्रकल्प अमरावती 
प्रदेशातील पाटबंधारे विकास क्षेत्रातील अनुशेष दूर करण्यासाठी नियोजित प्रकल्पांपैकी आहे.सदर प्रकल्पास कालवे प्रस्तावित 
नसुन लाभधारक स्वखर्चाने GSR उपसा करुन सिंचन करणार आहेत. प्रकल्पाचा एकूण पाणीसाठा ६.३७२ दलघमी 
आहे. सदर योजनेमुळे वाशिम जिल्ह्यातील सत्तर सावंगा, धामणी, खडी, पिंपळशेंडा, एकांबा व आमगव्हाण या ६ गांवामधील 
१३४५ हेक्‍टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ उपलब्ध होणार आहे. 


राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक यांच्या दि.२८/१२/२०२२ रोजी संपन्न झालेल्या १८२ व्या बैठकीत 


दरसूची सन २०२२-२३ वर आधारित रु.१७३.०९ कोटी इतक्या किंमतीच्या नव्याने प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास निर्णयार्थ 
शिफारस केली आहे. 


सदर प्रकल्प आर्थिक परतावा दर व लाभव्यय गुणोत्तराच्या मापदंडात बसतो, तथापि पाणीसाठा प्रति सघमी किंमतीच्या 
मापदंडात बसत नाही. यास्तव नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने सदर प्रकल्पाचे नव्याने प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव 
मा.मंत्रीमंडळाच्या निर्णयार्थ सादर केला होता. त्यानुसार मा.मंत्रीमंडळाने दिनांक १७/११/२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत या 
प्रस्तावास मान्यता प्रदान केली आहे. सदर मान्यतेनुसार नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची 
बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


सत्तर सावंगा बॅरेज (सं) ता.मंगरूळपीर जि. वाशिम, या प्रकल्पाचे दरसूची सन २०२२-२३ वर आधारित रु.१७३.०९ 
कोटी (एकरे त्र्याहत्तर कोटी , नऊ लक्ष फक्त) इतक्या किंमतीस (प्रत्यक्ष कामासाठी एकूण रु.१६६.०७३७ कोटी व अनुषंगीक 
खर्च रू.७.०२२ कोटी) खालील अटींच्या अधीन राहून नव्याने प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला 
आहे. प्रकल्पाचा उपशिर्ष निहाय तरतूदींचा गोषवारा परिशिष्ट - "अ" मध्ये सोबत जोडला आहे. 


Y संपूर्णप्रकल्पहा या THT प्रञ्लासकीय यान्यतेच्या (PACT HET करण्याची जबाबदारी यहायंडळाची राहील. 

२) MEV PUT नव्याने TORTI मान्यतेच्या प्रस्वावायध्ये अंतर्थत किंमतीस सक्षय स्तरावर तांत्रिक यान्यता प्राप्त 
करुन घ्यावी. 

3) सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ HAT THT प्रज्यासकीय मान्यतेच्या ययादिबाहेर जाऊन, निधी क्तिरण 
अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. या संदर्थात जलसंपदा विभागाने प्रचलित छासन निर्णय, नियम CVC वी 
whee तत्के वित्तीय अधिकार यर्याद विहित केलेली निविदा कार्यपध्दती याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेआवऱयक आहे व याची जबाबदारी संपूर्णपणे यहायंडळाची राहील. 

8 सदरशप्रकल्पावर लाथधारकांची पाणी वापर संस्था स्थापन करण्याची कार्यवाही वेळीच पूर्ण BRT. 

५) महाराष्ट्र जळयंफ्तती नियमन प्राधिकरणाचे TA LEMP 93/06/2008 HAS अटींची TAA करण्यात IA. 


या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्र.आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष "४७०२”, लघु पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 
(८०)-सर्वसाधारण, (१९०)-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००)(०५), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ 
भाग भांडवली अंशदान (४७०२ ५१०१) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालावा आणि तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/(२३३/२०१९)/लपा 


सदर झासन निर्णय दिनांक ०८/११/२०२३ रोजी झालेल्या मा.मंत्रीमंडळाचे निर्णयास अनुसरून (मा.मुख्य सचिव 
कार्यालय, साप्रवि, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र दिनांक १७/११/२०२३)निर्गमित करण्यात येत आहे. 


या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली नकीन प्रशासकीय मान्यता लपा कार्यासनाच्या प्रशासकीय मान्यता नोंदवहीत 
२७२ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२१२१६००२९४७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. PRAVIN SHIVAJI Data sandy RAN esuncs 
Een ह ती '5a493ad 13¢482974ccf422b154ad3219b1 2b5a56d8ec2ed 
058e, px 'ICode=400032, st=Mal hte 
IN ib -ASCAFEFCF97B7EE559404B1081 AE6CC80B07 10E3FC3826245F60E4 
KO L H E 3248012110, PRAVIN SHIVAJI KOLHE 
Date: 2024.02.12 16:09:18 +05'30' 
(प्रविण कोल्हे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- परिशिष्ट "अ' 


) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.उपमुख्यमंत्री, (वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.उपमुख्यमंत्री, (जलसंपदा) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

) सर्वमा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

) महालेखापाल (लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

१०) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

१६) महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक. 
१७) जिल्हाधिकारी, वाशिम 

१८) आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१९) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती 

२०) उप सचिव (Fae), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32. 

२१) अधीक्षक अभियंता, जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, शेगांव, जि.बुलडाणा 
२२) वित्त विभाग (व्यय- १२), मंत्रालय, मुंबई -३२. 

२३) नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई -३२. 

२४) अर्थ शाखा -१व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

२५) ल.पा. कार्यासन (संग्रहार्थ) 
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SRA निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/(२३३/२०१९)/लपा 


(१) 


परिशिष्ट-अ 
सत्तर सावंगा बॅरेज (संग्रहाक), ता. मंगरूळपीर, जि.वाशिम नव्याने प्रशासकिय मान्यता मिळणेबाबत. 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशमा-२०१९/(२३३/२०१९)/लपा दिनांक:-१२/०२/२०२४ चे परिशिष्ट 


उपशिर्षनिहाय तरतूदी (किंमत रू. कोटी) 
उपशिर्ष मंजूर प्रमा नुसार नव्याने मंजुर प्रमा नुसार | वाढ/ घट 
(दरसूची २००८-०९) (दरसूची २०२२-२३) 
अ- प्राथमिक ०.०५२६ ०.०५३७ ७:००११ 
ब- भूसंपादन ४.३८२० ९५.८४ २१.७४५८ 
सी- कामे ११.९५८७ ६७.३३ ५५.३७१२३ 
डी- रेग्युलेटर ee ewe | Lo 
के- इमारती ०.१०० ०.३५ ०.२५ 
एम -वृक्षारोपण ०.१०० ०.१०० शि 
ओ-किरकोळ कामे ०.०७ ०.०७ 10 
पी- व्यवस्थापन ०.२२ ०.३४ ०.१२ 
आर- दळणवळण ०.२४५० १.९९ १.७४५ 
एक्स- पर्यावरण ०.०१०० 1००० | २9:0१ 
अनुषंगिक खर्च १.२७५६ ७.०२२ ५.७४६४ 
एकूण : १८.४१४० १७३.०९ १५४.६८ 


SHIVAJI KOLHE 


2.5.4.20=d3179b092692e5a493ad13c482974ccf422b154ad321 
9b12b5a56d8ec2ed058e, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

serial INumber=A5CAFEFCF97B7EE559404B 1081 AE6CC80B071 
0E3FC3826245F60E43248C12F 10, cn=PRAVIN SHIVAJI KOLHE 
Date: 2024.02.12 16:09:47 +05'30' 


(प्रविण कोल्हे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
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